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MONTE LIRIO PROJECT 


BY JAIME MASSOT 


FEBRUARY 1988 


DATE: 
REPLY TO 
ATTN OF; 


SUBJECT: 


TO: 


"UNITED STATES GOVERNMENT 


. memorandum 


November 27, 1987 
ECEH 


Establishment of Capital Construction Projects in FY 1968 


ECXB 
Thru: ЕСЕб Budget 


1. Тһе Meteorological and Hydrographic Branch has just completed the 
construction of a rainfall station building at San Migue). This station 


was moved in the annual capital program because of recurring vandalisin at 
the site. . 


2. At this time we have similar problems at two other sites:  Cascadas 
and Monte Lirio. -Monte Lirio 15 scheduled for building replacement in ΕΥ 
1990 ($31K). We feel that 1+ would be most advantages to construct both 
Monte Lirio and Cascadas this fiscal year if funds can be made available. 
Three of these building have been constructed in the last two years and 
construction now would result in the following benefits: 


Highly Experlenced, available work crew 
Known bill of materials 

Known construction schedule 

Known transportation costs 

Known construction costs 

Several years of decreased vandalism 


3. Estimated costs for each site are: 


Monte Lirio Cascadas 
Building Materials & Labor $10K $10K 
Transportation 10K 5K 
Fence 20K 
$20K $35K 


4. Approval 15 requested to move these projects Into the ΕΥ 1988 budget. 
Please notify the Met and Hyd Branch of the appropriate Capital Work 
Request numbers so that we may begin these projects in the dry season if 
funds are approved. 


William B. Shaw 
Chief, Chief Meteorological and Hydrographic Branch 
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CAPITAL WORK REQUEST 


WORK REQUEST TITLE BUDGET ITEM NUMBER AND DESCRIPTION 


17-90 Improvements to Facilities E 6 C 


FISCAL YEAR 


1988 


hab. Rainfall Station, 2 Lirio 
WORK REQUEST NO. 


0179 
DESCRIPTION OF WORK OR REASON FOR REVISION 


REVISION NO. 


[ο CONSTRUCTION [_] EQUIPMENT [J sreciric ГІ θιανκετ 


بت 


Rehabilitate Rainfall Station, Monte Lirio. 


^. 


Coordinator i Joe Brady Yel. 1 52-7716. 


NEW OR REVISED ESTIMATES LIN WHOLE DOLLARS) REVISION 


INCREASE 
CARRY OVER TOTAL (DECREASE) 
нани пилана 000 
ае See 


A 000 


TOTAL ESTIMATED OBLIGATIONS 
TOTAL ESTIMATED EXPENDITURES 


PARTICIPATING ORGANIZATIONS 
SHOW ESTIMATED EXPENDITURES 


IFA SPECIFIC WORK REQUEST. i σα, де 
же” صلی‎ ыс; : 5,000 


Engineering Divisien м ا‎ eT = J2 ! 15,000 


E & C Director (ЕСЕН) 


— I 
JOB NUMBERS ASSIGNED BY PLANT ACCOUNTING SECTION 
JOB NUMBERS JOB DESCRIPTION JOB NUMBERS JOB DESCRIPTION 
-001 Rainfall Station Мс. Lirio 
ua kÍ =l 
DISTRIBUTION SUBMITTED BY TITLE DATE 


PLANT ACCOUNTING SECTION ( ORIG.) 
COORDINATOR 

OFFiCE OF EXECUTIVE PLANNING 
BUDGET BRANCH 

EACH PARTICIPATING ORGANIZATION 


TITLE DATE 
E & С Director 12-11-87 

( PLANT ACCOUNTING SECTION DATE 
12-15-87 
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LATERAL VIEW 


RAINFALL STATION TYPICAL DESIGN. 


CONSTRUCTION PROJECT OF: 


MONTE LIRIO 


RAINFALL STATION. 


PHOTO OF HUMEDAD RAINFALL STATION. 
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ПОТЕ 
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са 
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. 0O 
. оо 
0ء‎ 
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MONTE LIRIO CONSTRUCTION PROJECT 
. BY JAIME MASSOT 


ES SITE CLEARING 


| % САМР 5ЕТ ОР 


1200 -一 | г 
BUILDING FLOOR FORMING 


N 
| DIG HOLE & FLOOR REINFORCING 


1400 


1000 = 
55 FLOOR OF HOLE FORMING 
= WALL OF HOLE FORMING 
800 S SS | 
S \ 5 CONCRETE AT HOLE 
` KO CONCRETE AT FLOOR 
52555 
600 N N 
N ν NX 2 WALL REINFORCING AND BLOCKING 
5- > x 
N N 7 7 
N а \ “іш ~ || BLOCKING AND DOOR INSTALLATION 
Тк. MUN δα 


АСТМІТҮ 
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MONTE LIRIO CONSTRUCTION PROJECT 
BY JAIME MASS OT 


ACTIVITY s COST: NUMBER з 


SITE CLEARING 851.60 1 
CAMP SET UP 410.44 z 
BUILDING FLOOR FORMING 4585.9 3 
DIG HOLE & FLOOR REINFORCING 818.65 4 
FLOOR OF HOLE FORMING 6518 5 
WALL OF HOLE FORMING ERA, А0 7 
CONCRETE AT HOLE 589.78 7 
CONCRETE AT FLOOR 579. 70 8 
WALL REINFORCING AND BLOCKING 1014.68 3 
BLOCKING AND DOOR INSTALLATION 1327.89 10 
TIE BEAM FORMING AND REINFORCING G42. 79 Bt 
CONCRETE AT TIE BEAM 409. 51 ір 
ROOF FORMING 867.69 13 
ROOF REINFORCING 456.54 i4 
CONCRETE AT ROOF 927, 12 15 
WINDOW SCREENS INSTALLATION 775.16 16 
CAMP DISMANTEL ING 397. 55 7 
REMOVE ROOF FORMS AND FAINTING 356.43 18 
PAINTING AND FINAL CLEANING 319.55 19 


DOLLARS ($) 
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MONTE LIRIO CONSTRUCTION PROJECT 
BY JAIME MASSOT 


| TIE BEAM FORMING AND REINFORCING 


| CONCRETE AT TIE BEAM 
900 + 52550 d ROOF FORMING 
m ROOF REINFORCING 
7 a CONCRETE AT ROOF 
7 d WINDOW SCREENS INSTALLATION 
7 | 
| 5 CAMP DISMANTELING 
7 | 
7 | KA REMOVE ROOF FORMS AND PAINTING 
a7 | A PAINTING AND FINAL CLEANING 
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т 


εερ.θῦ PEB. 96 


MATERIAL: CEMENT 
UNIT: SACKS 
SUPPLIER: 1 
REMARKS: PORTLAND 
STOCK я: 280-0205 


MONTE LIRIO PROJECT 
BY JAIE 07 
JAN. - FEB. 1988 


ACTIVITY: PRICE: 4, 54 
FORMING & REINFORCING HOLE à FLOOR 
CONCRETE AT FLOCR AND HOLE 40,28 


WALL BLOCKING 22.70 


STONE ۴8 
SACKS ac. 
MAINT. І 


BALBOA 2 


* 
COST OF MATERIALS 
LUMBER LUMBER PLYWOOD 
5, δν, SHEET 
І I i 


2x4x15  2x10x16 ٤6 


112-7922 142-7982 112-7452 115-3430 


VENTRL. 
EACH 
EMA 

PLATES 
N/A 
1.60 


38. 40 
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FORMING, REINFCRCINGECCNCRETE TIESERM 3.08 
FORMING & REINFORCING ROOF SLAB 
CONCRETE AT ROOF SLAB 55.32 
PRINTING 
OTHERS 
COST TOTAL: 108. 38 
MONTE 18۸18 PROJECT MATERIAL: CEMENT 
BY JAIME 07 UNIT: — SACKS 


JAN, - FER, 1388 SUPPLIER: Т 


REMARKS: PORTLAND 
STOCK 4: 230-0205 
ACTIVITY: PRICE: 4.54 
FORMING 2 REINFORCING HOLE & FLOOR 
CONCRETE AT FLOOR AND HOLE 9 
WALL REINFORCING АМ) SLOCKING 5 
FORMING, REINFORCINGSCONCRETE TIEBERM 2 
FORMING t REINFORCING ROOF SLAB 
CONCRETE AT ROCF SLAB 8 
PAINTING 
OTHERS 


MATERIAL TOTAL: 2% 


N/A 
4A 616 
34.63 
11,52 
2.57 13,85 
8, 13 
23.38 48.48 


9.06 22,67 17.73 
56.58 17.73 

53. 19 

181.20 70.92 
181.20 36.68 141.84 


STE LUMBER «LUMBER — LUMBER PLYWOOD 
SACKS PC. PC. RE. SHEET 
FAINT. I I I I 
BALACA 2х2хїд 244516 2x10x16 6 
МА 112-7322 112-7332 112-7452 115-3450 
417 8 3.06 22.67 17.73 
100 40 1 
89 
16 40 3 
520 4 
55 
140 180 320 40) 8 


BLOCKS ۷8۵۷۲۵ 
EAH EACH 
m ра 

٦08018 485 
N/A N/A 

S 17 
148.80 63.00 
148.80 63.00 


BLOCKS 
ERCH 
PHA 

6015 
N/A 


MATERIALS UTILIZED 


VENTRL. 


ERCH 
РМА 

BLOCKS 
№: 


VENTEL, 
ERCH 
FMA 

PLATES 
N/A 
1.50 


STEEL STEEL STEEL PAINT 8008-168 | WINDOW 
FEET FEET FEET 08 EACH EACH 
B В Β 1 pra 272208 
3/8" ig" 3/8" 5 GAL.CAN τε κ. 
550-0200 660-0400 560-0600 080-5430 N/A ° N/A TOTAL 
.85 2.00 3.08 21.35 239 52,00 87 
22.13 18.58 149,55 
80.47 
30, 00 235.00 542. 46 
12.00 92. 92 
24.51 276.53 
S3. 11 
63. 90 63.90 
208.00 208.00 
46.64 42.00 18.48 5,90 255.00 208.00 1447.14 
STEEL STEEL STEEL PAINT DOOR-FRAME WINDOW 
FEET FEET FEET 881 ЕАСН ESCH 
B Β B I PA PRA 
3/83 178" 5/8" SOON ++ ++ 
550-0200 550-0400 660-0600 080-5430 М/А N/A 
.85 2.90 3.08 31.35 235.00 56.00 
260 的 
150 1 
50 
288 
8 
4 
548 210 60 8 i + 


τσ ee PANAMA CANAL COMMISSION ` pace  ںو‎ __ Page #29 | 
FORM №. 1820 


REV, 10—84 @ . PURCHASE ORDER NO. 


PURCHASE ORDER а 


ALL CORRESPONDENCE] 92294 --ΜΗ--29 


Μη. 29 
SHIP TO: 


PANAMA CANAL COMMISSION 
P.O. 10.92294-мМ-29 


ORDER DATE REQ'D DELIVERY DATE CASH DISCOUNTP'TERMS 


-01-88 


ALPHA/DEST 


bo} aon то: 7l, 
7 | ЦОЈАТАТЕКІА PEREZ, 5.А, ENGINEERING DIVISION 
О CHANGE APARTADO 1272 BALBOA, REP, OF PANAMA 
رو‎ PANAMA 1, REP, OF PANAMA 
[1] صظ‎ ATTN: В, IBANEZ E, 


SHIPPING TERMS AND INSTRUCTIONS 
F.0.B, DESTINATION 
iL LES YOUR: ROUTE. 92294-20-2 


DESCRIPTION QUANTITY UNIT PRICE 


NND SHOW THESE SHIPPING MARKS ON ALL CARTONS 
ΝΘ. 


EXTENDED 
PRICE 


————— ——MM— M M — M — M —M 


FOR; MONTE LIRIO CONSTRUCTION PROJHCT 


A LIUM: |. FABRIGATEDJMETAL :DOQRS 1 EAS | $235.00 

| Tike 2. FABRICATED EXPANDED METAL WINDOWS 2 KA. |$52.00 104.00 
“FOR: CASCADAS CONTRUCTION PROJECT vx P 

B ITEM 3. FABRECATED METAL DOGRS 1 EA, 22 225500 
ITEM 4. FABRICATED EXPANDED METAL WINDOWS | 2 EA. | 52.00 104.00 


As per your quotation dated 01-25-88. Copy attached, 
This purchase order із subject to the Terms & Conditions 
of General Contract Clauaes ἃ тау attached hereto 


COMPANY ACCOUNT No. PROJ. COMP. 


CENTER 


PROJ. CODE 


1025-353 2 0-10, IL-12 d Q B 


KEY ACCOUNT No, SEN TER b MP PROJ. CODE 
0,05 Dic 11 27 OW, Ша δη OB 0 Ed. ہے‎ QE 
KEY ‹ ACCOUNT Νο, CENTER PROJ. COMP. PROJ. ты 


- pun 
C | HE gm БЫ | | ом "ұра ας. - | 3 240 f a. 
У 


ең) еее OS Ан u>‏ رسس و سر ھا ھا و ےس سم سو ٹس ے سے را ہے 


‘DIVISION RECEIVING REPORT PURCHASE NE BY: ыы 
REPORT OF EXCEPTIONS. ATTACH PACKING LIST. IF. Ç ut. aD etae i) % 678.00 


PARCEL WAS INSURED, SHOW REGISTRY NUMBER. 1 Burke TOTAL ORDER AMOUNT 
i 5 Contract Specialist ( Including all continuation pages) 
ς ^ [CONTRACTING OFFICER 


THE ITEMS DESCRIBED ABOVE HAVE BEEN RECEIVED AND 
ACCEPTED, EXCEPT AS NOTED UNDER THE REPORT OF 
EXCEPTIONS. 


DATE SUPPLIES REC'D FREIGHT/POSTAGE 


o -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 -一 一 -一 一 ”一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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8082 PANAMA CANAL COMMISSION Ë) 
FORM NO. 3163 x И شا‎ SHOW THIS 
Kev. 11-84 . REFERENCE 
DIVISION PURCHASE ORDER «πῶς 
CORRESPONDENCE 
RDER DATE REQUIRED DELIVERY DATE SHIP ТО: 
01/20/88 ce. UENO PANAMA CANAL COMMISSION 
P: τμ υπ ЕҢ . Ж DPO 48091-ΜΜ-29 
NOTE: ГО: ' : Engineering Division 
"+0 να BLOKMIGON Met. & Пуа. Branch 
: | Aptdo. 4170 Balboa, Rep. of Panana 
Panama 5, RP 
- m PLEASE SUPPLY ТИЕ PANAMA CANAL COMMISSION 
WITTE THE ITEMS BELOW. PREPAY POSTAGE 
VENDOR NO. OR INLAND FREIGHT AND SIP VIA: 


> Insured Insured See Special 
0 0 0 010 T 4 9 4 Parcel Post Priority Mail D lustructions Below 
РСС 1 Bx TENDED 
DESCRIPTION QUANTITY UNIT PRICE PRICE 


: CASCADAS CONSTRUCTION PROJECT 


A ITEH 1. CONCRETE BLOCK 6 X 8 X 16 
A TOTEM: 2, PLUS DELIVERY ($7.81 PER 5100) 
FOR: MONTE LIRIO CONSTRUCTION PROJECT 
B ITEM 3. CONCRETE BLOCK 6 X 8 X 16 166.00 
B [TEM 4. PLUS DELIVERY CHARGES 23 73 
ΟΟΜΡΑΝΥ ACCOUNT NO. PROJ. COMPANY TOTAL ORDER INCLUDING % s 435.00 
үзі a ον. Л POSTAGE / FREIGHT MUST г 0 
i B.C 20 000-771. 2.1 O Β МОТ EXCEED THIS AMOUNT $ 
СҮ CENTER _ CEU PROJECT CODE PURCHASE AUTHORIZED BY: FUND AVAILABILITY 
و‎ ME: о Е με FUNDS ARE AVAILABLE 
A| | 270-352-01 _ τ; 
EJ 210-352-01 Pp MR 
[S s παλαιάς TEM Y D DT 8 


— IMPORTANT INFORMATION FOR VENDOR — SPECIAL INSTRUCTIONS: 
NOTE: THE PANAMA CANAL COMMISSION 15 AN AGENCY OF THE UNITED STATES GOVERNMENT. 
DO NOT INCLUDE ANY FEDERAL, STATE OR LOCAL TAXES IN THE PRICES CHARGED. ALLOW ALL 
DISCOUNTS APPLICABLE TO PURCHASES BY ‘THE UNITED STATES GOVERNMENT, SEE THE REVERSE 
FOR GENERAL CONDITIONS. 
MAILING INFORMATION FOR U. S. SUPPLIERS: POSTAGE TO THE PANAMA CANAL COMMISSION IS 
THE SAME AS TO OTHER APO / FF O MAILING ZONES WITHIN THE U, 5. POSTAL SYSTEM. 
SEND INVOICE IN DUPLICATE, 
AND ALL CORKESPONDENCE, 
BY PRIORITY MAIL ТО: 


PANAMA CANAL COMMISSION 
Engineering Division 

мес. 6 Hyd. Br. 48091-ММ-29 
Balboa, Rep. of Panama 


— mamua а ς νο, 一 一 - 一 一 -一 一 一 -一 一 -一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 
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V——— Š PANAMA CANAL COMMISSION Ὁ 
FORM ΝΟ. 3163 = | Se owang " 
Rev. 11-84 ; аА É: 
DIVISION PURCHASE ORDER — 24 x 
CORRESPONDENCE 0 
ER DATE REQUIRED DELIVERY DATE [sumir ro: 
51 (ἃ x va 
_ 01/20/88 eoi ‚ | PANAMA CANAL COMMISSION 
= p imd e نس‎ DPO 48090-MM-29 
NOTE: TUO | | Engineering Division 
ALL DATES Granitos Panamenos D'Orazio SA Met. & Hyd. Branch 
МО БАИН Apartado 4241 Balboa, Rep. of Panama 
Panama 5, RP 
L _| PLEASE SUPPLY THE PANAMA CANAL COMMISSION 
= WITH THE ITEMS BELOW. PREPAY POSTAGE 
ποσα πό. OR INLAND FREIGIIT AND УШР VIA: | 
0 0 00 2 6 4 2 9 6 erp ἽΝ Cl ea Mail ΟΝ Below 
PCG DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE BR η ED 
FOR: MONTE LIRIO CONSTRUCTION PROJECT 
A TANE ДУ, VENT BLOCKS 50 eal 1/5 57.50 
А | ITEM 2. PLATES 20 34 еа. 1.60 54,40 
4 |ГОК: CASCADAS CONSTRUCTION PROJECT i 
ITEM 3. VENT BLOCKS 50 ea. 1.75 87.50 | 
| ее: 
В ITEM 4. PLATES ; 34 ea 1.60 54.40 
i COMPANY ACCOUNT NO. > RROJ, COMPANY TOTAL ORDER INCLUDING % 
үне dia Be £ ‹ POSTAGE / FREIGHT: MUST ‚ 300.00 
p C 2С-- wl 000-771 ей 2408 NOT EXCEED THIS AMOUNT $ 


^ ^ PROJRGT CODE ` [PURCHASE AUTHORIZED BY: FUND AVAILABILITY 
Á } FUNDS ARK AVAILABLE 
A\CCOUNING 


FOR THE 


DISTJUOBU (SSHOWN. 
270-352-01 _ к 1ء72‎ 


f : | Francisco Delgado tr „Кера 01-29-86 
А MINE „| PURCHASING AGENT TINT FUND CONTROLLER DATE 
دہ رجا‎ ge зру! Mp т за 
---- IMPORTANT INFORMATION FOR VENDOR ~ 一 SPECIAL INSTRUCTIONS: 
NOTE: THE PANAMA CANAL COMMISSION 15 AN AGENCY OF THE UNITED STATES GOVERNMENT, 
DO NOT INCLUDE ANY FEDERAL, STATE OR LOCAL TAXES IN THE PRICES CHARGED, ALLOW ALL 
DISCOUNTS APPLICABLE TO PURCHASES LY THE UNITED STATES GOVERNMENT. SEE THE REVERSE 
FOR GENERAL CONDITIONS, 
MAILING INF@RMATION FOR U. S. SUPPLIERS; POSTAGE ΤῸ THE PANAMA CANAL COMMISSION 15 
THE SAME AS TO OTHER APO { ГРО MAILING ZONES WITHIN THE О, 5, POSTAL SYSTEM. 
SEND INVOICE IN DUPLICATE, аср 
AND ALL CORKESPONDENCE, 
BY PRIORITY MALL ТО: 


270-352-01 ^ 


PANAMA CANAL COMMISSION 
Engineering Division 

Мес. & Hyd. Br. 48090-ММ-29 
Balboa, Rep. of Panama 


`. 
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0 - o | 


--- — —— ———— — eee — Ñ بے‎ 


PANAMA CANAL d ES 
CARM NO. 4062 Р C PANAMA CANAL COMMISSION a» 


10 - {8 
USE THIS FORM TO REQUEST THE FOLLOWING: 

1) ROUTINE NON - CAPITAL WORK FROM PERFORMING UNITS WITHIN THE JOB ORDER SYSTEM, i. e INDUSTRIAL 
DIVISION, MAINTENANCE DIVISION OR THE ELECTRICAL WORK BRANCH. 

2) SER VICES FROM COMMISSION UNITS NOT WITHIN THE JOB ORDER SYSTEM, i. e., INSTRUMENT REPAIR SHOP, 
COMMUNICATIONS BRANCH ( ELECTRONICS SECTION AND TELEPHONE SECTION ) AND MOTOR TRANSPOR- 
TATION DIVISION, 

USE FORM NO. 4@61, NON - CAPITAL WORK REQUEST, TO REQUEST NON - ROUTINE * PROJECT TYPE" WORK. 


4 TO: [ ] ELECTRICAL WORK BRANCH [X] ٣۳٦ FROM: ( REQUESTING ORGANIZATION) 


ES MAINTENANCE DIV. [— CRISTOBAL ЕЖЕН 


INDUSTRIAL DIV.‏ لے۔ 
LJ] OTHER (SPECIFY ) ZrERATICNG etc ZN‏ 
DESCRIPTION OF WORK: | ος |‏ 
πε үг дт‏ 74 لوت MEME DELIVER‏ 
πιό, Ῥνρῃ 129 IM ΤΕΡΕΖ HAVEL‏ 


12 € pé Ж #4 ` GRANEL 
2) © v5 27 ZAND 


tp FURTHER (٣۶۴۳۸٣٣٣۸ ر‎ CALL 2246 
TEPPY ARIAS 2р JAIME МАТ. 


CHARGE COST CENTER ΝΟ. REQUESTED BY DATE TELEPHONE ΝΟ. APPROVED BY 
Ἅ -4 uas 92117 
Заа Се Уру dart 
FOR USE OF PERFORMING DIVISION WORK ORDER NUMBER 
WORK REQUEST NO, JOB NO, 


№ 025609 


SHOP (S) ASSIGNED WORK COMPLETED 


--..................,.м......-.....----.-. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一‏ -- سے ہمہ ہم سے ہہ -----»- سے سم 


DISTRIBUTION: ORIGINAL’ (White )— PERFORMING DIVISION (RETURNED TO REQUESTER WHEN WORK 15 COMPLETED) 
1s. COPY [Yellow ) — PERFORMING DIVISION 
4nd. СОРУ (Pink )- REQUESTING DIVISION 


N Page # 33‏ و 
Ç sd‏ 
PANAMA CANAL COMMISSION‏ 


Legistical Support Division 
Purchasing and Conrracts Branch 


BALBOA U.S. MAILING ADDRESS 
REPUBLIC OF PANAMA APO МАМ: 34011 - 5000 


February 1,1988 


HOJALATERTA PEREZ, S.A. 
APARTADO 1272 

PANAMA 1, REP. OF PANAMA 
ATTN; К. IBANEZ E. 


Reference: Purchase Order №.; 20600 5 


Gentlemen; 


Please indicate acceptance of the above reference Purchase Order by one of 
the following methods: 


(a) By an authorized official signing in the space below and returning 
one copy of chis letter to the Chief, Purchasing and Contracts 
Branch, АЕ Suppore Division, 


(b) By a telegram or telex refering to the Purchase Order Number. 
Telex address 15 3049 PCCGSST PG, 


Sincerely, 


í е 2 
John W, Frensley 
Chief, Purchasing Section 


‚ Enclosures 


ACCEPTED BY; 


+ 


(емес Z Z 


Signature gue 
Robarke A be и. 2. 


Маше 

FP as Жж d 40 
Title δ 
FLU ZZ 
Date 


CABLE: PANCANALCO—PANAMA ᾽ TELEX: 3049 PCCCSST PC 


. 1232. 
Rev. 4-53 


REQUEST FOR ларе 


PLEASE ORDER THE FOLLOWING AS INDICATED: 
⁄ ү | А м REQUESTED ITEMS NEEDED ВУ: 
口 U.S. PURCHASE 口 LOCAL PURCHASE U STOREHQUSE, SECT, — ____ 


[ῃ PARCEL POST L] PRIORITY MAIL П AIK FREIGHT EF SHIP 
> К (DATE) 


"Possible Vendors: : , Cuspomer's Мише 
ہی‎ Re. | | FAMEM 495-4405 4 


Address 


ROME ο μμ д 


Account No. 


— ZL Sg < Ё 


Job No. 


>9.- Ос> 


Parts for ` 
? "i 


"Make 


EXTENDED 
AMOUNT 


UNIT PRICE 


Maly ire 2 E 
de 2 е КЕЙ e Ç 


Shup/ Office 


¿ Nems моци ‘Lgl. ( 
| 7 


0. of Ree کے‎ 
ہے‎ NE یح‎ - 
< ae ee о ж 115 2 1 " -7 Z [Pura 


Е pz А — жет سے‎ — — PE 


Total 
Purchase 


Os” 


и E ar ΜΑΝΗ PEVE 


EE 


K αι EL PLATE ΑΝ... 
ا‎ ae 


πρι p 
m (ттүү? 


% 


2" ραπ. 20 ЛЫС МАТ 一 


WEL p ΤΩ. FRAM 


fa bearn WELE 


PER 4АМЮ‏ و“ 


Гз Shit 4 
TAMPER PROOF | 
LATE ING OF VLC E 


Tame’ DET FoR DOOR 


aja Γ Tn 
ἂν || ИМЕ мүлк. Ж 


R STRAP ``‏ 226ھ زس 
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Page # 36 


VIPO] SCREENS 
FOR MELD HYPKO QUA. 


75 


5) 


Жа 


Е 


=pl" 


W : 


EXPANDED MCTAL 


| /2" WIDE FRAME | 


VIG" GALVANIZED STEEL 


DRAW BY: 7۱۸01 
ONTE: SEPT. 1987 


WELDCD 


D 


r 27-0846 
κ. 27-1352 


№ 19984 


Vendido a 


ο.” 2 
Dirección سس‎ 
Gy 
/ 


"W^ δε, OY zz Ө, 


нола ема PEREZ, hy 


К. П.С . 393- 399-87331 


PANAMA 1, REP. DE PANAMA APARTADO 1272 


Panamá, 77 Le. Chats t ШЕ? 


d 
a hp tl (ops Vey yet БЕРУІН, 


Ce کا و‎ m Ж pr М 
3’ x Т ү l galt if ае РС, 
A A “2 2 ZA л | á 
Op bale. κ, D VY 
"mes. bev Fla lee “pp ды Aou 


Wr MOD PEN 


Z z 047 


Е ο... can Сыын و‎ 
EVENT DEEZ 


M 


rA x vic кз, 


TOTAL 


472. 


pani 
6, 


р a ASN 5. je 


2 R.U.C. "НӨ. 287 - 4895 -64245 . 


y 


ΑΕΤΌΩ. 7 70. 


VENDIDO Α.. e EM 


A Days 
eese cil و‎ ΓΩ, 


‘PRECIO 
UNITARIO 


ο i du‏ کن 
! 
үл 8 ў C m 2580)‏ 
Na se ace plara devoluciones Чыр du 15 dij ; do l ΚΠ Ка Е‏ 
ws‏ ۸/001 7 ای εν ga de 105, ras «(Чез à 9% des naá 0 en toda devolución‏ 
Pe \ Тт:‏ 
К‏ ات in d (Паш ial δι en, Jp PO Y lc "A que ea san ца! nuestcOs‏ 
eat (eid À ol М ἜΝ‏ | 4 


ШҮ 


REA 
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| ’ ` Раде # 39 
PANAMA CANAL 7 Y 
FORM ΝΟ. 5953 ү à 


| Rev. 12-84 κ STOREHOUSE ONLY 
| MATERIAL ORDER QUANTITY ISSUED 
; E QTY. ORDEREO DESCRIPTION = қ — - u 
ез | 
| 2 TOILET SEAT, OPEN FRONT ж iol 
..- a... е | | 
| in. S NO COVER E ΜΗ А | ο |, 
j icc | | 
| nen : П П L i 1 1 һ 0 3 
| физ А жаат: . i oe μμ 
ЖЕТ FOR: MONTE LIRIO CONST, | I3 6 
| Je ὦ бы Z i : : 1 NN 
ΙΒ a |: 2 10 |. 
| 
| 
| 
| 
| 
ТЕСТТІ: PACK COUNT 
| Cete lop т. Purchasing Agent) ENGINRE 
Li | V.P NUMBER 


BLDG, 105  P,MIGUHLAC[V "xL Z ων Poy τας 
ORIGINAL ~ COMPUTER OPNS.DIV. WHITE - PACKING LIST χει. Ow STQREHOUSE PINK- REQUISITIONER 
, λον 
ERSTE ETE Om Pe eT на к وی‎ МЫ EN ONT TT pene y ren qoem STE кала erm ER Te TEN MEAT MTT داد ید‎ IT ETE OTE 
PANAMA CANAL Y /5 i 
FORM NO. 5953 sd S 
Rov. 12-84 ; АС ; 
90 MATERIAL ORDER 


STOREHOUSE ONLY 


STOCK NUMBER QUANTITY ISSUED 


QTY. ORDERED DESCRIPTION 6 13 18 
› | | 
2 PLAYWOOD, AA 3/8 X 48 95| rtp rh | 
220 2 [12 €^ 
Е қ — қ E | | 12 7 人 [А ! | | 2 j 
ü PLAYWOOD, AA 3/4 x 48 x 96 | sur | 1 1 4 ەة‎ C^ iol (4,44 
в |“ | / | 8,4%4 
47 | LUMBER 2 X 6 X 18 | BG, b 1 j T ᾧ αἱ Ὁ Lof 25645, 
سے بت ¬ قش‎ юе ------ 
El. 10 | LUMBER 2»X 2 X 12 — ре. | س ارس و چ ی و‎ 
$i: сік ] i 1 一 = - - | 4.00 
a 36 LUMBER 2 X 4 X 16 ре, [1119 EAS ا‎ 222556 
2 i نس جج ہیں‎ 


FOR; MONTE LIRIO CONST. 


^ STOREHOUSE USE ONLY > 


QUOS мо. | DAY YR. |MATERIAL ORDER NO. 
+ Ө oN 29 : 


ےا 
OL {42р овоз‏ 1220 


AUIHDHICED BY 4 TITLE DATE ORGANIZATION 

Саат, 01-19-88 : à 
ὃν BAMarques; Asst, Chief SAG LNG اتل‎ 
DELIVER TO М LOCATION 


wo Ap AUS 
CU CALA (к 


PARED В. MTTTT жад” i * ποτ 4 
BEARER BLDG, 105 P.MIGUIL, / FC gf 2495 3294 |4440 | 他 
а l———————————— - — „/ 
' ORIGINAL - COMPUTER OPNS. ۰ػ۰‎ WHITE= PACKING LIST YELLOW - STOREHOUSE Ж” PINK- REQUISITIONER 


satel are 


РАНАМА CANAL | b 
FORM НО. 5953 at? 


Pes MATERIAL ORDER 一 _ 


T 1 


[ em. onneneo — pA 22 DESCRIPTION 
36 UYEEL ВАК, SIZE: 3/0" | 
6 | STEEL BAR, SIZE; 1/29" 


STEEL BAR, SIZE; ۷ 


— 


FOR; MONTE 


LIRIO CONST 


| 


ORC 
eX 
= بے چ‎ 
Ium 
[um 
ep πι 
ыз ) STOREHOUSE USE ONLY 


сар т/с ос. : | wo. | оду | үң. |MATERIAL ОНОЕВ NO. | CENTER | JOB ORDER NO. 


{з 20 23 Adag t 25 P 44 ^. 50 


` š | | 
FR | 007577 | 29 15 47. 34 3 017 9.001 


J.P. NUMBER 


; š اہ‎ mo асы 一 
BLDG. 105 ES Ру 0 За? 2224325 
ORIGINAL - COMPUTER OP NS. рім, WHITE- PACKING LIST МЕСОМ ~ STOREHOUSE PINK- REQUISITIONER 
POLES | ΜΡ» 


PANAMA CANAL Ce 
FORM NO. 5953 2% 


Πεν. 12-84 


| “/ 357 MATERIAL ORDER ` ШЕТІ: ΓΚ 


QTY. ORDERED DESCRIPTION 6 


STOREHOUSE ONLY 


| ИЖ инен. 
b rr πας в | 201 
| З ο CEMENT PORTLAND БА” 12,8 010 2 0 5 
, 0 | 
2 PAINT, LATEX, MASONRY, WHITE фазно 8 ( 05 4 9 0 Ζ, | 10 


ὶ 5 GALLON CAN, EXTERIOR 


5 


0 
d т \ 
2 
E nad @ 
| 
hm I 
m A 0 
jeg х | 
p > {5 
[ τ/ς Ἂν yon LS NO. 
A zu T ik le ae аа 
ja 45 50 


ІШІ ШІЛІККЕ 


Y TIT EE АГ ΒΥ سن‎ А PACK COUNT : 
ж 01-11-98” ιν 32 264 

Шы ff" purchasing ; 
LOCATION LPR NUMBER DATE 


Page # 40 


i АА = +34, 15 


Ον‏ 90100 ہ7 
2 


ια is Ἱ 


нед 
| BLDG, 105 d 5 d ДА? | “> уул Á 2 Шы) 
al ORIGINAL - COMPUTEH OPNS.DIV. WHITE- PACKING LIST NT у PINK- REGUISITIONER 


y, ού 


7.0 | 
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ЕЗ. | | | 

М NO. 5953 Li 3 5 = ] | 0 
Нау. 12-064 М | 
3 MATERIAL ORDER — 


STOCK NUMBER QUANTITY ISSUED ) 


| Г оту. ОНрЕЯЕБ DESCHIPTION ΤΕ I 
8 | ДИЕ. ἘΜΉΝ E i = | 
18 SPELL GAR 3/ 6 01020 01 /§ y 7 г 

1 | d 

і ; 

Б 6 a yio s o ù 10 |， 
| | 
1 P 

| | 
s 3 BARS OF 30'EA | 

i li 

A | | 
‘ FOR SS. MONTE LIRIO CONST, 6 [η 
"dpud سد‎ кашу : КА; қ 3 
STOREHOUSE USE ONLY men ; ЖАД 

0 


LOCATION 
BLDG. 5 


WHITE- PACKING LIST Skee bow PINK- REQUISI VION 
7 


! "ss 


|o {зд | | 


E; Кс РЕ” i © + 


22.01 : 


CLASS 
STOCK NO. 


^ 


L12:0000 


112 


112 


112 


159 


112 


% 


ο وت‎ μμ ری‎ E دا سر ا ارات یرت وت اوت‎ eese cce eee ee aee میں‎ me ros mis pass 


7920 


7930 


7936 


1938 


7950 


7932 |5 


1934 


LUMBER 


STIK. 
сос. 


350 


320 


320 


320 


320 


320 


326 


30 


320 


FULL CATALOG: .FFECTIVE OCT. 14, 


DESCRIPTION 


— TREATED E 


SHALL BE ІМ ACCORDANCE TO SOUTHERN YELLOW PINE 
BUREAU GRADING RULES ОВ EQUAL, SHALL ВЕ PRESSURE 
TREATED IN ACCORPANCE Tü SPEC.. PANAMA CANAL 
COMMISSIUN NG. 112-257 DTD. OCTOBER 3, 1986. 
—--DIMENHSIUNS 


2 X 2 INCHES | 
/LGTH. 8 ТО 24 FT. IN MULTIPLES :OF 2 Εἴ., AVERAGE 


SHALL ВЕ 16. FT./ 


2 X 2-INCHES X 12-FEET 
2 X vermes 6 l4-FEET 
2 X 2-INCHES: X 16-ҒЕЕТ 
2 X 2-INCHES X 18-ҒЕЕТ 


2 X 4 INCHES 
/SHALL BE. SOLUTION WITH VOLATILE SOLVENT, КІЕМ 


DRIED ONLY—-SURFACE ТО BE FREE. ОҒ OILS, CLEAN 
AND PAINTABLE/ 


2 X 4-INCHES X L6-FEET 
2 X 4—INCHES. X 18-ҒЕЕТ 
 2.X 4-INCHES X 20-FEET 
2.X 4- INCHES X 24-FEET 


+ X. & INCHES ; 
/SHALL BE SOLUTION WITH LIGHT PETROLEUM SOLVENT; 
AIR UR KILN DRIED-—--SURFACE τὸ BE- FREE UF OILS, 
CLEAN AND PAINTABULE/ 


1986 


LINE 


OL 
01 
01 


01 
02 
93 
04 


οι 
Oi 
Оі 


01 


01 
02 
03 
04 


ISSUE 
инт 


ISSUE PRICE 


CUNT 11٦۸ FROM 


XBFT 


PC 


PC 


PC 


РС 


ХВЕТ 


РС. 


РС 


РС 


РС 


ХВЕТ 


10.390 


4.156 


4.847 


3.060 
6.116 
6.195 
8.155 


5.293 


SELLING PRICE 


АКЕМ. PG. 


14.86 
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соя. 
NG. 


5750 


5750 


5750 
5750 
5750 
5750 


5750 


5750 
5750 
5750 
5750 


5750 
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| 27ء02‎ f 
ہیں‎ UMILA CATE + "ULL CATALOG EFFECTIVE OCT. 14, 1986 
nis ΝΟ. STK. DESCA(PTION LIME ISSUE ISSUE PRICE SELLING 1) 
Loc. 2 Μο. UNIT 
11217410 320 ха ІШЕК, OL | ВЕТ A. 994 Tab 
/SHALL BE SULUTIUN WITH VOLATILE SOLVENT KILN 02 
URIED ONLY---SURFACE ТО BE FREE OF 0115, CLEAN 03 
' AND PAINTABLE? - 2 04 
11217415 32C 2 X 6б-ШІСНЕ5 X ІЖ-БЕЕІ OL |pc 13.600 19.4* 
11217420 | 320 -21X 6-INCHES X 13-FEET ; 01 |PC 8.989 12.85 
| 1121 7425 | 2201. 2 X 6-INCHES X 20-FEET ва OL {PC 9.988 14.26 
9 : ; . ; : 
11217428 | 320 2 X 6-IMCHES X 24-FEET 01 [РС . 11.985 17 4ء‎ 
р | 
11217450 320 2 х 8 INCHES | ， 01 |ХВЕТ 4。994 "Xl 
/SHALL ВЕ SOLUTION MITIf VOLATILE. SOLVENT, KILN 02 
1 ORIED UNLY---SURFACE TU ВЕ FREE UF OILS, 93 
CLEAN AND PAINTABLE/ | 04 
112174351320 2 XY E-INEMES X 16-ҒЕЕТ 01 |РС 18.130 25.93 
112 |320 2 κ B-INCHES X 18-ҒЕЕТ 01 [РС 11.985 Ё. Po 
pets 14217540 320 2 X 8-INCHES X 20-ҒЕЕТ or ot {Pc ASAT 19.04 
0 3 t 
ων. d p 2 τρ τοῦ Px 8 АЧЕНЕЯ X 27-ҒЕЕТ 01 {РС 15.980 22.85 
112! 7450 |320 2 x 10 INCHES: 01 |ХВЕТ 10.419 14.83 
/SHALL: BE SOLUTION WITH VOLATILE SOLVENT, KILN. 02 
r DRIED UNLY---SURF ACE TU BE FREE UF OILS» 03 
1 CLEAN AND ۶4 0% 
> 112} 7452 | τοι 2 X 10-INCHES X L6-FEET | 01 [PC 27.670 32.%2 


CLASS 
STOCK AO. 


115 


115 


. 


«3719 


1ΤΧ. 
Loc. 


326 


320 


320 


<" 


PLYWCOD, MOULDING, COUNTERTOPS ` ^ FULL CATALOG EFFECTIVE 


067 


3-PLY, 1/4 X 43 X 144-INCHES — 
5-PLY,; 3/8 X 48 X 95-INCHES 
5-PLY, 1/2 X 48 X 96-INCHES 
5-PLYs 5/8 X 48 X 96-INCHES 
7-PLY,; 3/4 X 48 X 96-INCHES 


PLYWOLO, MAHOGANY, EXTERIOR ТҮРЕ, WATERPRGOF GRADE 
Απο SOUND FACE-EXTERIOR BACK, 

SPEC. MUST BE MANUFACTURED BY THE HOT PRESS METHOD 
ANO SHALL ЗЕ MADE WITH PHENOLIC RESIN ADHESIVES 9 
PLYWGSO MAGE WITH UREA RESIN ADHESIVES WILL МОТ ВЕ 
ACCEPTABLE, CROSSBANDS MAY ЗЕ OF MAHUGANY, MARIA? 
CEDRO AMARGO, ЕЗРАУЕ, CATIVO; CABINA GR COMPARABLE 
[209 ICAL HARDWHOODS, SHALL ЗЕ GRADE AS DETAILED IN 
4-5» DEPARTMENT OF COMMERCIAL STANDARD 


T-PLYs 3/4 X 48 X 96-ІМСНЕ5 


WALLBOARD, GYPSUM, AND ACCESSORIES 


CORNER REINFORCEMENT, STEEL, GALVANIZED, 
1/8 X 1-1/4 X 1-1/4 INCHES; U.S. GYPSUM CO»; 
THEIR DUR-A-BEAD NO. 103, OR EQUAL 


JOINT COMPOUND, ALL PURPOSE, PREMIXED PASTE; 
SPEC. FED. SS-J-570 ALATEST ISSUE/ 


PANEL, WALLBOARD, FIRE-RETARDANT CORE; PLAIN FACE; 
PLAIN BACK, TAPERED EDGE; 1/2 IN. X ^ FT. X 10 FT. 
SPEC. FED. 55-1-30 /LATEST ISSUE/ 


TAPE, REINFORCING, PERFORATED, ^500-FT. ROLL; 
SPEC. FED&a 55-2-570 /LATEST LSI 7 | 


OCT 


Unt 
49. 


01 


01 


01 


01 


145 


138U& 
УМІТ 


SHT 
SHT 
SHT 
SHT 


SHT 


SHT 


LGTH 


РАТЬ 


SHT 


ROLL 


1985 
ISSUE PRICE 
20.260 
24.000 
28.130 


12.000 


39.800 


2860 


7.100 


Το 060 


1.900 
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SELLING PRICE 


28.97 


34.32 


40.23 


102.95 


56591 


10.15 


10.10 


2.72 


cor, 
49. 


2550 


2550 


2550 


2550 


2550 


2650 


2550 


3200 


3200 


3200 


3200 


3200 


‘л 


5€ 


SANDEC BOTH SIDES; S CUNG FACE, SOLID SACK; 
SPEC. РЕЈ. NhN-P—530 /LATEST І550Е/» ALL 3UNOLES 
SHALL БЕ PROTECTED BOTH SIDES WITH PLYWOCD WASTER 


y 
«X 
cuss РЕНИ. ЖАЛЫ, COUNTERTOPS ^ FULL, CATALUG EFFECTIVE 
STCCK HO. $TX. É DESCRIPTION 
۷ : LOC. 

115199 6ο | PADERBOARD, UPSON WALLBUARD, 
| SIZE INCHES 

11512410 |320 3/18 X 438 X 129 

TES 5 РЕОВОАРЫ, PERFORATED, 
; SIZE 

(479586 [251 lé X AW Ж 96 

11310003 РНЕ. SOUTHERN YELLDY PINE GR DOUGLAS FIR, MARIAE, 
FRICTION ТУРЕ ХАІ 55 GENERAL CUMSTRUCTIONH/, Мімімин 
BUTT CIRCUMFEBREHCE-—41 [Nop МЕМ. ТІР CIRCo--LS f. 
LENGTH SHALL ВЕ CLEARLY MARKED ОЧ BUTT ENDy SCRC: 
i ASTM D-25, CREOSOTE PRESSURE-TREATED WITH COAL TAR 
3 | CREOSOTE FOR MINIMUM NET PETENTIGN OF 29- POUNDS 
PER CUBIC FUT BY ASSAY /Г4 AREAS WHERE TERE ARE 
| PRESENT ITH HG LIHNCRIA ACTIVITY/ IN ACCORDANCE 
WITH ΕΞΩ. SPEC. TI-w-S7LJ, TABLE II, 
—~LENGTH FEET 一 

543:2537)|384 55 

11542580 [σας 80 

119325706 |320 65 

115:2595 |320 70 

115; 2712 |323] 75 

112510009 ***PLY4O00, OÚDUGLAS FIR, INTERICR TYPE, GRACE АВ 
i 


SHEETS 


OCT 


LIRE 
39. 


21 
9:2 


91 
92 
93 
ο 
15 
Jo 
07 
03 
99 
19 


01 
91 
ОЪ 
οι 


91 


14% 


133504 
WRIT 


1986 
ISSUE PRICE 


8.859 


5.190 


237.000 


267.000 


312.000 


370.000 
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SELLING PRICE 


12.65 


8 3 


516.32 


coa. 
^3 


1852 


185 


18:59 


2350 
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p WA \ 
cuss — PLYWOOD, MOULDING, COUNTERTOPS + FULL CATALOG EFFECTIVE UCT 14, 1986 
STOCK NO. и. DESCRIPTION ТЕЗ issue ISSUE PRICE SELUMS PR 
11513370 320 i-PLY; 1/% X 48 X 96-INCHES OL |SHT 10.033 14.3 
11513412 320 SPILT g 1/2 X 48 X 96- [INCHES OL |SHT 13.233 18.9 
11513450 |320 5-PLY, 3/4 X 48 X 96-ІМСНЕ5 | 01 |SHT παω] у айз 
11510009 0۲۴1:4000, DOUGLAS FIR, EXTERIGR TYPE, GRADE АС, Gl 
- ' SOUNO FATE, BACXK—-SOLÍO 1-1/2 IN. KNOTS, MAXIMUM 02 
» 1-142 ІМ. KNOTHOLES--, TO BE IN ACCORDANCE WITH 03 
р CURRENT U.S. PRODUCT STANDARD Р5-1 AND SPEC. 9% 
р FED, NN=P-530 /LATEST ESSUE/ AS APPLICABLE, ALL 05 
' SUNDLES SHALL BE PROTECTED /BOTH SIDES/ WITH 96 
; PLYWGGD WASTER SHEETS ° 07 
115:3550 320 3-PLY, 1/4 X 48 X 96-ІМСНЕ5 Ol [SHT 7.792 Б 1 
| 
LI 
01379555 320 3—-PLY, 3/8 X 48 X 96 INCHES OL ISHT _ 10.030 14.4 
[153580 320 S-PLY, 1/2 X 48 X 96-ІМСНЕ5 Ol 06 11.157 L949: 
3 11513575 320 5-PLY, 3/4 X 48 X 96-INCHES 01 ISHT 15.175 2102 
> 1 
1 11513590 320 T-PLY, 1X 60 X 120-ІМСНЕ5 91 |SHT 572400 82.20: 
1159000 РІ ҮЯ000, DOUGLAS FIR, FLAT PANEL, BOAT AND SHIP οι 
р CCNSTRUCTIGN, GRACE-AA SANDED 2-51ΓΕ5, = А 02 
е CLASS-1, UNTREATED, SPEC. MÍL—P—180066B; 03 
: /NOTE-THE HEART4COD REQUIREMENT APPLIES/5; 04 
: ALL BUNDLES SHALL BE PROTECTED BOTH SIDES WITH 05 
4 PLYWUOO WASTER SHEETS. да 
| 11513690 |320 3-PLY, 1/4 X 48 X 96-(МСНЕЗ o1 [SHT 21.2568 30.32 
| 


ol 
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Y 
QU DL τὸ БГ, ‘WOR ланы +۹  + 7 

CLASS Š 
STOCK HO sik | DESCRIPTION ISSUE ISSUE PRICE 

" toc. ۱ UNIT 
660 10000 | STEEL BAR, RETNFURCING/FOr COHNCRETE/, nou, 

' й РГЕЦЕЙ,<СІЛЯ5 ü—^) BILLET STEEL, LENGTH 304206 Ts 

} S"EC. КЕШ. OO-S-E32/LATEST [SSUE/, TYPE 11, 
в ОІАМЕТЕН-ІМСНЕ5 

! | 
6ٔ 06 T 3/ü ×۲ 
66010400 |361] 1710-1 XLFT 
560106900 |^61 6 /H 0 9 3.083 
66019690 | 361 3/4 ΜΕΤ 2.460 
F601 LU0G [зот 778 XLFT 
a40 1200 | 361 ! XLET 
6.6: 0000 STEEL ПАВ, CE THIEGRCING /FUR СОМСВЕТЕ/, DEFORMED, 

| SPEC. PED. 04-5-482ГІ, ТҮРЕ ІТ JUEFORUE: 

t CLASS Όσσα BILLET STEEL, SHALL CONFORM TO THE 

р REQUIREMENTS ОЕ ASTH AALS, UR CLASS С-80 CAR AXLE 

: STEEL PER REQUIREMENTS UF ASTM Л617,14150 SHALL 

, CONFORM τη THE GEND TEST REQUIREMENTS AS PER 

: ASTM A615 АМП AGLT, LENGTH 30 FEET,. 

; | == BAR = DIAMETER ~ CROSS SECTION — NOMINAL 

: -——DES TGNA T ION" SIZE AREA UNIT HT. 

I -> NUMBER 77707 ІМСНЕ5 80. IN. LB./FT. 
60: 1320| 314 b "a Шатаа 3 0... 1.502 OL [LGTH T.TT) 
66011324 314 T NN EU 0.50 24 э стн 7.800 
650, 1328 |31^]| : n 1.090 0. 19 2 0 ЖЕШ 13.189 


SELLING P 


8.“ 


Gok 


11. 


14.1 


В 
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A. us nal T ITI at He 
escelle«t wud enel wark. 
я ceat: useful [ие эч. or 


ھ٣‎ how hes 4 72 z 
aus. ease Kee 
p 


| بت‎ м Ku vt. e» erat 
\а е-е. aud МС mea do 


T Rar sal. — 
ppm vea ΤΡΙ |: Ge می‎ А5 = ος 
d epit ος I vd reat 
A coq el е таз АЙҒА hy did. t 
fec e«t "A Mer awd pa Үз E at the 
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id are ον] 4. 
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А ka ч) аач аа “Р 
a UJ arf , 
“Τα ϱ ble نات‎ aod T اس پچ‎ | e ec ; 
Ж. OE aAA کل ا‎ 
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A. 
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0 
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